L. W. 62.689/1898. 


Aieg 66 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego o postępie robót przy regulacyi Dniestru między 
Rozwadowem a Zurawnem. 


Wysoki Sejmiel 


Na posiedzeniu z dnia 17. lutego 1898, powziął Wysoki Sejm w rozprawie nad 
rubryką XIII. pozycya 190 b. wydatków funduszu krajowego na r. 1898. następującą 
uchwałę: 

„Poleca się Wydziałowi krajowemu, aby na najbliższej sesyi sejmowej przedło- 
żył osobne sprawozdanie co do postępu robót przy regulacyi Dniestru między Roz- 
wadowem a Zurawnem, zdał sprawę, dlaczego pomimo programu i znacznych na każdo- 
roczny okres budowy kredytów pozostają znaczne kwoty nieprzebudowane, tudzież 
wykazał stan funduszu regulacyjnego“. 

Ponieważ regulacya rzeki Dniestru między Rozwadowem a Żurawnem w myśl 
ustawy z dnia 1. maja 1893 Dz. u. kraj. Nr. 38, tudzież rozporządzenia wykonaw- 
czego z dnia 2. lipca 1894. Dz. u. i rozp. kraj. Nr. 71, zostaje pod zarządem c. k. 
Namiestnictwa, zakomunikował Wydział krajowy tę rezolucyę Wysokiego Sejmu ode- 
zwą z dnia 9. kwietnia, 1898 1. 20933. c k. Namiestnictwu, upraszając równocześnie 
o udzielenie bliższych danych i wyjaśnień co do poruszonych w rezolucyi kwestyj. 

Nadesłane odezwą c. k. Namiestnictwa z dnia 7. czerwca 1898 l. 35373 wyja- 
śnienie wraz z dwoma wykazami wydatków, tudzież kosztów zarządu i stanu fundu- 

Al. szu regulacyi Dniestru za lata 1894 do 1897 mamy zaszczyt przedłożyć Wysokiemu 

1—3 Sejmowi w załączeniu */. z tą uwagą, że jako główny powód słabego postępu robót 
w pierwszych latach budowy podało e. k. Namiestnictwo w odezwie z dnia 10. pa- 
zdziernika 1896 1. 57920 potrzebę opracowania szczegółowych projektów, oraz spó- 
źnione zatwierdzenie pierwszego projektu szczegółowego dla przestrzeni Holeszów- 
Zurawno ze strony c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych, gdyż do zbadania tego 
projektu wydelegowano technika ministeryalnego dopiero w lecie 1895, projekt zaś 
zatwierdzono dopiero reskryptem ministeryalnym z dnia 21. października 1895 
l. 26399. 

Z nadesłanych przez c. k. Namiestnictwo wykazów kosztów budowy i zarządu 
okazuje się, że w r. 1897 osiągnięto zupełnie zadowalniający postęp robót, gdyż prze- 
budowano kwotę 153.357 zł. 9 et. w. a. t. j. około 50% po nad kwotę corocznie na 
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budowę przeznaczoną, a zarazem zredukowane zostały nieproduktywne koszta zarządu 
z 17,47 względnie 29,08%, na 6,48%, kosztów właściwej budowy. 

W obec tego wyniku budowy w r. 1897, tudzież ze względu na spodziewany 
dalszy pomyślny postęp robót Wydział krajowy wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 
Sprawozdanie Wydziału krajowego z dnia 11. listopada, 1898. 1. 62689 o postę- 


pie robót przy regulacyi Dniestru między Rozwadowem a Żurawnem Sejm przyjmuje 
do wiadomości. 


á Rady Wydziału krajowego Królestwa Ale í Lodomeryi 2 Wielkiem Księstwem Rrakomskiem, 


We Lwowie, dnia 11. listopada 1898. 


Marszałek krajowy : 
St. Badeni w. r. 


Sprawozdawca: 


Stanisław Brykczyński w. r. 


Zastępca członka Wydziału krajowego. 
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Alegat I do sprawozdania do L.W. 62689/98. 


Odezwa 


c. k. Namiestnictwa z dnia 7. czerwca 1898 L. 35,373 wystosowana do 
Wydziału krajowego we Lwowie. 


Odnośnie do szacownej odezwy z 9. kwietnia 1898 1. 20.933 e. k. Namiestnietwo 
ma zaszczyt przesłać w załączeniu wykaz N. I. dochodów i wydatków funduszu re- 
gulacyi Dniestru między Rozwadowem a Żurawnem od początku budowy w. r. 1894 
do końca grudnia 1897. Tudzież wykaz Nr. II. kosztów zarządu za te lata, obliczony 
w procentach w stosunku do kosztów budowy. Początkowe trudności przy wprowa- 
dzeniu robót w ruch i spowodowany tem nieznączny postęp w robotach regulacyj- 
nych, e. k. Namiestnictwo przedstawiło Świetnemu Wydziałowi krajowemu w ode- 
zwie z 10. października 1896 1. 57.920 i zauważa, że w roku 1897 przebudowano 
już kwotę 163.501 złr., która w porównaniu z rocznym kredytem 106.667 zł. jest zna- 
cznie wyższą. — Ponieważ operaty są już sporządzone i w czas zatwierdzane bywają, 
jest wszelka nadzieja iż kwoty zużyte corocznie zwiększać się będą, i że dotychcza- 
sowe zapasy kasowe powstałe z powodu przeszkód nie pochodzących z winy kie 
rownictwa w niedługim czasie wyczerpane zostaną 

Przytem pozwala sobie c. k. Namiestnictwo zwrócić uwagę na ostatnią rubrykę 
wykazu Nr. IL, z której się okazuje, że w pierwszych 3 latach a mianowicie w roku 
1895 stosunek kosztów zarządu do kosztów budowy wyjątkowo był wysoki a to z po- 
wodu, iż właśnie w tych latąch nastąpiło pokrycie wydatków za dostarczone repery 
żelazne i słupy kilometrowe, tudzież wynagrodzenia geometry za przeprowadzone zdję 
cie planów sytuacyjnych na całej 82 kilometrów długiej przestrzeni Rozwadów-Zurawno. 

Z ustaniem tych wydatków i zwiększenia w r. 1897 robót regulacyjnych a tem 
samem kosztów budowy, ów stosunek procentowy z mniejszył się do 6.48%). 


Lwów dnia 7. czerwea 1898. 


Pininski w. r. 


Alegat II. do sprawozdania do LW. 62689/98. 


Do L. Nam. 353777/98. 


WYKAZ I 


dochodów i wydatków funduszu regulacyi Dniestru między 
Rozwadowem a Żurawnem za czas od 1. stycznia 1894 
do końca grudnia 1897. 
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